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शासन निर्णय :- कोल्हापूर येथे नविन मध्यवर्ली कारांगूह बांधण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्र. 
२ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३५०/- लाख इतव्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली 
असून कारागृहाचे बांधकाम सुरु आहे. सदर खर्चामध्ये आतापर्यंत ८ बरॅकी, ९० सेल्स, 
उपहारगृह, serie Tea इ. चे बांधकाम पूर्ण झाले असून सदर गंधकामावर रु. ३५६/- 
लाख. इतका खर्च झालेला आहे. याव्यतिरिक्त दवाखाना विभाग, स्वयंपाकगृह, महिला 
विभाग, रस्त्यांचे विद्युतीकरण, खेळांचे मैदान, पिण्याच्या पाण्याची सोय जमिन सुधारणा ह. 
विषयक बांधकामे बाकी आहेत. त्याकरीता रु. २४३.०८/- लाख इतक्या अधिक अनुदानाची 
आवश्यकता . आहे. म्हणजे सदर प्रकल्पासाठी एकूण रु. 3५०/- लाखाऐदवजी ॥५२९.५२/- 
लाख इतक्या सुब्यारीत खर्चास प्रशासंकीय मान्यता देण्याची विनंती उक्त संदर्भ क्र. १ च्या 
पत्रान्वये कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्रं राज्य, पुणे यांनी केली आहे. :. : 


2. संदर प्रस्तावास पूर्वी दिलेल्या छे; 3५०/- लाखाच्या खर्चाच्या मंजुरीमध्ये 

उपरोक्त पूर्ण झालेली व शिल्लक असलेल्या सर्व कार्माचा समावेश seme सदर 
राजन मान्यता तत्कालीन दरसूचीवर आधारीत किंमतीची परिगणना करुन ज्यार केलेल्या 
अंदाजपत्रकानुसार नंजुरी देण्यात आली. होती; तथापि पूर्वीच्या आराखड्यामध्ये आताच्या 
दरवाढीमुळे प्रत्मेक बादीवर झालेली is लक्षात घेतो. अधिक्षक अभियंत्रा,- सार्वजनिक 
बाधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांनी. सादर केलेल्या "सुधारीत ' अंदाजपत्रकानुसार सदर 
प्रकल्पास Wiest रुपये ३५०/- लाख WERTH रु..५९९.९२ लाख इतका खर्च अपेक्षित 
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कारागृह सुधारणी योजनेच्या सन २००२-२९०३ 2 संग २००५-०७, च्या आराखड्यात केलेल 
असून या थोजनेसाठी मागणी क्र, दी-५ मुख्यलेखाशीर्ष "२७५६ Bet, ५७१-तुरुंग, (००) 
(०९) कारागृह सुधारणा योजना (कद्रपुरस्कृत) (योजनेतर) र्‍डैर०५६-०१८९) या 
तेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली . आहे... तसेच सदर - प्रकत्पाचे काम 
प्रगतीपथावर असल्याने होणाऱ्या वाढीव खर्चास सार्वजनिक बोंधकाम विभागातले. सहमती 
दशंदिली असून वित्त विभागानेही ara दिलेली आहे... क 
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3: ong बन्तिस्थिट्रीत कारागूडाची सुरक्षितला, कामाची निकड व तातडी 
बंद्यांच्या सोयोसुक्थित. व सुपक्षिततेत होणारी वाह लक्षात der, तसेच कोल्हापूर येथे नवीन 
मध्यवर्ती, कारागह तातडीने सरु करण्याच्या दृष्टीने कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागहाच्या 
बांधकामासाठी पूर्वी दिलेल्या रु. a40/- लाख खर्चाच्या मंजरीमध्ये वाढ करुन आता रुपये 
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दिलेल्या नंजुरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 
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